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Saar Joet 


Ite «ra to autait osr |>ca|MM»l f«r cba eau^lacion of 

f^atan ts «ad for cita j^raeuraaMtot of toog loot itoMi on IE onE IF. 1%o 
pro^aol cenaiata of « oms tooakdawn tar ooah ayatao Md a oohadolo of 
flacal loading fmr fiaeal *63 md *64. ttta i* aosHMoriaod 6elo^; 

•63 ••64 Total 


Typo W 903*077 
lAQg Load IE & IF 595,6it 
Conpleto IE 4 IF - 0 - 

1,098*769 


529.398 

26,942 

hm*m 

1*817.483 


1*032.475 

621,739 

1.262J843 

t. 916 *248 


Tlw obova ftmdlag rofolroaMata do aot co a ai de r tta poaaibilitj 
of placing fiaadtag linitatloaa hf flacal foor oo mar anOeoo troctora. If 
]rou would liko na to do ao in tka intaraae of eoMorvlag flacal *63 fnnda 
VO con thua rodueo the *63 rafateOMaat. 


Tlia eoata ora koaad oa fartMaoMMuit of oidwaarttroetml and piar* 
ohaaad itona oa a lot tinrea. Tbm taadliMii ra<iul r aaa nt a aoMd above 
aaauaa a go obood in Maj ami a daelaioa in Soptaatar t» aon^lato IS 
and IF. On that boaia, dalivary of IS o«i bo noda la dpril of *64. 

IS In iuigfMt *64 oad m in Octetar *64. thmia dotM oa* boa o d on the 
critical path itoai «dacb la tba opciea. lia ora cMmatlp roviairing 
tbia potb in «t attaa^t to fj^rcfoa tba idKnw footad dalinarp datoa. 

Va propoM a CFFf eontaoBt atallar to fB»89^ «id nonid anggaat 
a latter contract oa on ai^aditioua natitad by abiob ba otatboriaa amrly 
iaploaaatatioo of this oativlty. PloMO <m 11 an if yon cmipiira additional 
inforaation. 
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CMHtibh 
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